CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/002/2011 





SECPETANLA DE SEGOGIAL PUELICA 
POLEO relLo 


CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE "RSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDA(S SLEUTRÓNICA PARA EL DEPÓSITO 
DE MUNICIONES Y ARMAMENTO DEL CENTRO DE-MANDO [CONTEL) DE LA POLICIA 
FEDERAL”, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LOS SERVICIOS”, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE SU 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA - FEDERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 
MTRA. SONIA VARGAS TERRERO, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO 
TITULAR DEL AREA QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; QUIEN INTERNAMENTE TAMBIÉN COMO TITULAR DEL ÁREA 
REQUIRENTE; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “K.B.H. AVIATION S.A.”, Á 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAUL GONZALEZ CONTRERAS, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL REPRESENTANTE LEGAL”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 


DECLARACIONES 
| Declara “LA INSTITUCIÓN” a través de sus Representantes, que: 


1.1 La Secretaría de Seguridad Pública es una Dependencia Centralizada de la Administración 
Pública Federal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y fracción X del 30 Bis de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 


12. Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 30 bis, fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 3, fracción XXIX, inciso a) y 39, fracción 1, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública; 2 de la Ley de la Policía 
Federal y 1 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 


1,3. Cuentan con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley de la Policía Federal; 1, 5, 9 fracción XIII y 94 
del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; así como en el Acuerdo 06/2008 del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se delegan las facultades para suscribir 
contratos, convenios, pedidos y sus modificaciones a diversos servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de sus Órganos Administrativos Desconcentrados, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto del 2008. 


1.4 Para cubrir sus necesidades, requiere contratar la prestación de “LOS SERVICIOS”, con 
las caracteristicas, especificaciones y lérminos, contenidos en el presente instrumento, 
legal y el Anexo Técnico que forma parte del mismo. t 


15 La Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, a través de la 
Dirección de Adquisiciones, será la responsable de administrar y vigilar el cumplimiento 
del presente contrato y su Anexo Técnico, en su calidad de ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO, de conformidad a lo establecido en el artículo 84, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el apoyo de los 
servidores públicos que designe para tal efecto. 
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El presente contrato deriva del procedimiento de adjudicación directa de carácter 
internacional abierta, en términos de la justificación sin número de oficio de fecha 04 de 
febrero del 2011, suscrita por la Directora General de Recursos Materiales de la 
Coordinación de Servicios Generales de “LA INSTITUCIÓN”, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estedos Unidos 
Mexicanos; 25, 26 fracción ll, 28 fracción Ill, 40, 41 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 71 y 72 fracción IV de su Reglamento; 3 
fracción XIl, 13 fracciones | y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como a las Reglas Primera, Quinta, Décima 
Primera y Décima Tercera de las Reglas de Operación del Comité Técnico de Seguridad 
Nacional. 


Cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para cubrir las erogaciones que se 
causen con motivo de la celebración del presente contrato, en la Partida Presupuestal 
33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros”, según consta en el Formato Unico de 
Adquisiciones (FUA) número 000070 y solicitud de Autorización de Suficiencia 
Presupuestal, número de Suficiencia Presupuestal 700-018 debidamente autorizados por 
la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General de Recursos 
Financieros de “LA INSTITUCION”. 


El presente contrato incluye un Anexo Técnico aprobado y firmado por “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO referido en la declaración 1.5 
del presente instrumento. 


El Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Seguridad Pública Policía 
Federal es: SSP090601RT8 y su Domicilio Fiscal es el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines 3648, Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito 
Federal, C.P. 01900, domicilio que también se señala para los efectos legales del presente 
contrato, 


Declara “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, a través de “EL REPRESENTANTE 
LEGAL”, bajo protesta de decir verdad, que: 


Es uno sociedad, legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, 
según consta en la escritura pública número 1,575, de fecha 21 de enero de 2009, 
otorgada ante la fe pública del Lic. Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número 
Quinto del Circuito de Panamá; mediante la cual se constituyó la sociedad denominada 
K.B.H. AVIATION S.A., debidamente inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del 
Registro Público de Panamá, en la sección mercantil número 649182 de fecha 22 de enero 
de 2009, documento que se encuentra certificado y apostillado. 


Por escritura 5,557 de fecha 20 de marzo del 2009, otorgada ante la fe pública del Lic, 


que consta la protocolización de la acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de 
la sociedad K.B.H. AVIATION S.A., en la que se modificó integramente el certificado de 
constitución de la sociedad y de conformidad con su objeto social, puede suministrar “LOS 
SERVICIOS” materia del presente convenio, según se desprende del instrumento antes 
señalado en el numeral dos párrafo primero, por el que dentro del objeto de la sociedad 
esta bl de : “la comercialización, diseño, instalación configuración y puesta a punto de 
sistemas electrónicos de seguridad tales como circuito cerrado de televisión, control de 


Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del Circuito de Panamá; en la ca 
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acceso, detección de incendio, control de visitantes. La comercialización, diseño, 
instalación, configuración y puesta a punto de sistemas electrónicos de 
lelecomunicaciones, de voz sobre IP, enlaces satelitales, comunicaciones con microondas 
y radio frecuencia. La comercialización diseño, instalación, configuración y puesta a punto 
de sislemas electrónicos de grabación digital y respaldo de datos así como las señales de 
audio y video. El desarrollo de soluciones en hardware, software y firmaware para las 
áreas de seguridad, telecomunicaciones e integración de sistemas", documento que se 
encuentra certificado y apostillado. 


“EL REPRESENTANTE LEGAL” acredita la personalidad con la que se ostenta mediante 
la escritura pública 5,836 de fecha 25 de marzo de 2009, pasada ante la fe pública del Lic. 
Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del Circuito de Panamá 
mediante la cual se le otorga poderes con facultades suficientes para la suscripción del 
presente contrato y para obligar a su representada a su cumplimiento, y se identifica con 
pasaporte número G02540822, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en 
forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento 
legal, por lo que surten plenos efectos para la celebración del presente instrumento 
jurídico, exhibiendo copia certificada y debidamente apostillada de la menclonada escritura 
pública y copia simple de la señalada identificación. 


“EL PRESTADOR DEL. SERVICIO” y sus talleres autorizados, cuentan con la experiencia, 
capacidad técnica, jurídica, operativa y financiera, así como la organización administrativa 
necesaria, para cumplir con las obligaciones derivadas de este contrato, en los términos 
que se establecen en este Instrumento Jurídico y su correspondiente Anexo Técnico, 
utilizando los talleres y las instalaciones autorizadas, nacionales o internacionales, con el 
propósito de prestar los servicios a que se refiere el presente instrumento. 


“LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato deberán observar y cumplir en todo 
momento y en términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Normas Oficiales Mexicanas, así como 
cualquier otra Norma Oficial Mexicana Técnica de carácter nacional e internacional, que 
resulten aplicables. 


Formaliza este contrato con la seguridad de que su representada, así como ninguno de los 
socios o directivos, ni él mismo, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el Servicio 
Público o que están Inhabilitados para desempeñarlo, como lo establece el artículo 8, 
fracción XX, de la Ley Federa! de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como tampoco se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los 
Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 


del Sector Público. lc 


Manifiesta que la empresa que representa es residente en el extranjero y no se encuentra 
obligada a presentar declaraciones periódicas en México, ni tampoco se encuentra 
obligada a presentar, ni total, ni parcialmente, la declaración a que se refiere la Regla 
121.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 03 de diciembre del año en curso, o relacionada con el artículo 32-D, 1*, 2”, 
3* y 4? del Código Fiscal de la Federación, sin embargo y en cumplimiento a la fracción 
primera de la Regla citada, proporcionará a “LA INSTITUCIÓN” la información solicitada 
en la misma. 


ÑN 
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51.8 Su representada es de nacionalidad Panameña, sin embargo para efectos de este conlrata 
se obliga a no invocar la protección de su Gobierno ni de ningún otro Gobierno Extranjero, 
bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado del 
presente instrumento. 


11,9 Conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el presente ejercicio fiscal; así como a la demás normatividad vigente 
aplicable en la materia. 


11.10 Conoce y se sujeta plenamente a lo estipulado en el presente contrato y su Anexo 
Técnico el cual, una vez firmado, forma parte integrante del mismo y se tiene aquí por 
reproducido como si a la letra se insertase. 


11.11 Para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Calle 
Hacienda de las Arboledas, Manzana 30, Lote 10, Colonia Hacienda Cuautitlán, C.P. 
54800, Municipio de Cuautitlán Estado de México. 


1 Declaran AMBAS PARTES” que: 
111,1 Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan. 
11,2 El procedimiento de contratación señalado en la declaración 1.6, el presente contrato y su 


Anexo Técnico, son los instrumentos que vinculan y determinan los derechos y 
obligaciones en la presente contratación. 


11.3 Es su deseo celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes: 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA INSTITUCIÓN” contrata a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para la prestación del servicio de “INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA 
EL DEPÓSITO DE MUNICIONES Y ARMAMENTO DEL CENTRO DE MANDO 
(CONTEL) DE LA POLICÍA FEDERAL”, señalado(s) en este instrumento como 
“LOS SERVICIOS”, en los términos que se describen en el presente instrumento le: 
y su Anexo Técnico, documento que una vez firmado por EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO señalado en la declaración 1.5 de este instrumento y “EL 
PROVEEDOR”, forma parte integrante del presente instrumento. 


SEGUNDA.- — MONTO.- El presente contrato importa un monto de $360,095.66 Dólares Americanos 
(Trescientos sesenta mil noventa y cinco Dólares Americanos 66/100 USD), incluyendo 
Impuestos, de acuerdo a lo siguiente: 


"e 


em EST 
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Descripción 


'TALACIÓN DE: 

» 16 cámaras fijas para interior incluye montaje 
para pared o techo o esquina, 

= 5 cámaras megapixeles de alta resolución 
incluye montaje a prueba de explosión 

«5 cámaras ptz. para interior o exterior tipo domo 
incluye accesorios para montaje en plafón techo 
o pared A 

= 2 equipos codificadores de video de 16 canales 
iucluye fuente de alimentación y herrajes para 
montaje en rack 

= 2 receptores activos de 16 canales, 2 fuentes de 
alimentación de 16 salidas de 12 VCD 

= 1] switch de 24 puertos 10/100/1000 

1 switch KVM, 1 arreglo de discos ISCSI de 16 

TB 

1 unidad respaldo de 20 KYA 

4 monitores de 22" 

1 monitor de 40" 

2 servidores procesador INTEL tarjeta de red 10 

/100/1000. Incluye sistema operativo Windows 

Server 

z 5 equipos PC Work Station procesador Intel 
disco duro de 300 GB tarjeta de red mouse y 
teclado. 


NOTA: Incluye suministro de materiales programación 
y puesta a punto incluye pruebas FAT de cableado, 
canalización en tubo flexible gabinetes para montaje de 
equipo, cableado, montaje, configuración capacitación y 
puesta a punto y los accesorios necesarios para su 
correcta y adecuada instalación. 


'TALACIÓN DE: 

u 13 chapas electromagnéticas de 1200 lbs. 

= 21 lectoras de proximidad con lectora 
biométrica 

= 6 controladores para control de acceso incluye 
fuente de alimentación 

= 5 estaciones de emergencia para liberación de 

muerta 








































217,687.89 


a Precio Total 


Lote 142,407.77| 142,407.77 






























217,687.89 
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Precio Total 





5  ] detección de incendio inteligente con sensores 
de humo térmicos luces estrobo, bocinas y 
estaciones manuales de emergencia 

34 sensor iónico 

14 estación audio visual con estrobo y bocina 

4 estación manual 

10 modulo control 

2 detección temprana de humo por aspiración 
incluye tubería de CPVC y panel de detección y 
procesamiento de alarma y 1 extinción de 
incendio con agente limpio ECARO 25, Incluye 
6 tanques de gas para un total de 2522 libras 4 
zonas de extinción. 














NOTA: Incluye suministro de materiales, configuración 
y puesta a punto; pruebas OSAT FAT de cableado, 
canalización en tubo flexible, cableado, montaje, 
configuración, capacitación y puesta a punto, así como 
los accesorios necesarios para su correcta instalación. 

















—+ 


Total $360,095,66 


Los precios unitarios señalados en la cotización y/o propuesta económica que en su 
momento presentó “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, serán fijos y firmes durante la 
vigencia del presente contrato, así como en las prórrogas que en su caso se llegaren a 
efectuar de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, obligándose “EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a no 
modificar los mismos. 











TERCERA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Conforme lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos que se 
generen con motivo de la prestación de “LOS SERVICIOS” se realizarán en moneda 
nacional, al tipo de cambio vigente al momento en la fecha de pago, una vez “> 
aceptados éstos a entera satisfacción de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, 
deniro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura de 
que se trate, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes y debera a 
acompañarse del Acta Administrativa que para el efecto se formule. j 


El pago se realizará en moneda nacional, dentro del plazo señalado en el primer 
párrafo de esta cfáusula, contados a partir de la aceptación de la factura respectiva, 
una vez aceptados “LOS SERVICIOS” a entera satisfacción de EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO, mediante transferencia bancaria, a la cuenta siguiente: 
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KBH AVIATION S.A. 
Banco Nacional de San Antonio Texas 
Número de cuenta: 520175447 


CLABE: ABA 114000093 
País de origen: EUA 
SWIFT: FRSTUS44 


Para efecto de lo anterior EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de remitir a 
la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” la documentación 
en original que compruebe la recepción de “LOS SERVICIOS” junto con la factura 
correspondiente debidamente validada, solicitando por escrito que se tramite el pago y 
manifestando su entera satisfacción con la recepción de “LOS SERVICIOS” en tiempo 
y forma. De no ser así, indicará los incumplimientos en que haya incurrido “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, adjuntando los documentos que lo acrediten, para que 
la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” proceda a 
calcular las penas convencionales que correspondan. 


La(s) factura(s) deberá(n) elaborarse con los siguientes datos: 











eder: 








del Pedrega 


EE E 


vFl 


Las facturas deberán ser entregadas por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en la 
Dirección de Adquisiciones para su tramite de pago, en el domicilio ubicado en la calle 
de Dinamarca número 84 Quinto Piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en 
México Distrito Federal, C.P. 06600. 


En caso de que la(s) factura(s) y/o su documentación anexa presente errores O 
deficiencias, “LA INSTITUCIÓN” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción indicará las deficiencias que se deberán de corregir y devolverá la 
documentación a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para que sea subsanada y la 
presente nuevamente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se 
computará a partir de la fecha de la presentación de la documentación corregida, lo 
anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 


El periodo para que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” remita la factura ya corregida 
de acuerdo a las observaciones que le hayan sido señaladas, no deberá de exceder der 
10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de su devolución. he 


El pago señalado en, la cláusula anterior, está condicionado proporcionalmente al pago y 
que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto de penas 
convencionales con motivo del incumplimiento, de conformidad con lo que establece la 

cláusula Décimo Sexta. 


La Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” vigilará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago y 
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verificará que las garantías que se otorguen cumplan las condiciones legales, 
reglamentarias y contractuales que correspondan. 


En los casos que se pacten pagos progresivos, éstos se realizarán conira entrega del 
recibo de “LOS SERVICIOS” y de la factura correspondiente respecio de la parte 
proporcional y una vez devengada la etapa de la prestación de “LOS SERVICIOS” 
establecida en el contrato y debidamente validada por EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO. 


CUARTA.- NORMAS OFICIALES APLICABLES.- “LOS SERVICIOS” objeto del presente 
contrato deberán observar y cumplir en todo momento y en términos del articulo 31 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
las normas oficiales mexicanas referidas en la declaración 11.5 del presente 


instrumento. 


QUINTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- El precio de “LOS SERVICIOS” objeto del presente 
contrato incluyen los impuestos y derechos locales, federales o extranjeros que se 
generen con motivo de la prestación de los mismos, por lo que el precio será fijo y no 
podrá sufrir incremento alguno por estos conceptos a por cualquier otro, 


SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir de 
la fecha de firma del presente instrumento y hasta el 31 de marzo de 2011, 


SÉPTIMA.- — PLAZO, LUGAR y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS”.- 
El periodo para la prestación de "LOS SERVICIOS” será a parir de la fecha de firma 
del presente instrumento y hasta el 31 de marzo del año 2011. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a prestar “LOS SERVICIOS”, objeto del 
presente contrato, en las condiciones, lugares y formas descritas en el Anexo Técnico 
de este instrumento, a entera satisfacción del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 


Lugar de prestación de los servicios: 


En el Centro de Mando de “LA INSTITUCION” ubicado en el domicilio Av. Periférico 
Oriente s/n, Col. Leyes de Reforma 1a. Sección, Delegación Iztapalapa, C.P. 09310, 
México D.F. a 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” queda obligado a instalar y poner en marcha los Sy 
equipos de seguridad electrónica que le entregue "LA INSTITUCIÓN”, en las Se 
instalaciones indicadas en el “lugar de entrega” de “LOS SERVICIOS”. á 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá instalar, configurar y poner en marcha los 
equipos de seguridad electrónica para el Depósito de Municiones y Armamento del 
Centro de Mando (Contel) que le otorgue la Policía Federal, y deberá proporcionar los 
componentes necesarios para asegurar ¡a correcta instalación y operación de los 
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mismos. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” garantizará el suminisiro, instalación, 
montaje, prueba y puesta en marcha de los equipos de seguridad electrónica y de 
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de ésle. 


Para acreditar la entrega e instalación de los equipos a satisfacción, se elaborará una 
acta administrativa de entrega recepción que servirá como soporte de la factura 
respectiva para pago, misma que deberá contener la firma del personal de “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” que realizó la instalación y puesta en marcha de los 
equipos proporcionados por “LA INSTITUCIÓN”, así como ei nombre, cargo y firma 
del servidor público designado por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el cual 
será el responsable de la recepción, verificación, supervisión y tramite de pago que 
corresponda. 


. Pruebas de funcionamiento. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá acreditar la práctica de las pruebas de 
funcionamiento de los sistemas, que permitan verificar la conformidad de las 
especificaciones técnicas y funcionales de “LOS SERVICIOS” suministrados, con las 
previstas en el presente instrumento y su Anexo Técnico. 


OCTAVA.- GARANTÍA DE “LOS SERVICIOS”.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a 
otorgar las siguientes garantías: 


Y Para materiales y mano de obra de 24 meses. 
af Vicios ocultos 24 meses. 


La garantía incluye disponibilidad de partes y refacciones en México de la instalación 
(no de los equipos ya que estos son propiedad de “LA INSTITUCION”), así como 
contar con una atención en sitio con respuesta máxima en 48 horas en días y horas 
hábiles. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se hará responsable de los daños y/o perjuicios 
hasta por la totalidad de los mismos, que por la instalación y puesta en marcha puedan 
causar sus trabajadores a los bienes y/o a trabajadores de “LA INSTITUCION”. 


En la contratación de “LOS SERVICIOS”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
invariablemente deberá de responder por dolo, negligencia e impericia o daños 
ocasionados por la prestación de “LOS SERVICIOS”. 


NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” se obliga a constituir en la forma y términos previstos en el artículo 48, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento y demás disposiciones legales vigentes, relativas y aplicables en la 
materia, la garantía a que haya lugar con motiva del cumplimiento del presente 
contrato. 


l.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar a “LA INSTITUCIÓN” el exacto 
cumplimiento de las obligaciones que “EL PRESTADOR DEL. SERVICIO” contrae en 
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virtud del presente contrato, éste se obliga a otorgar fianza expedida por una 
afianzadora debidamente autorizada para ello, por un importe equivalente al 10% (diez 
por ciento) del monto total del presenie contrato, que es la cantidad de $36,009.56 
Dólares Americanos (Treinta y seis mil nueve Dólares Americanos 56/100 USD). - 
Dicha fianza deberá ser entregada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ante la 
Subdirección de Contratos de “LA INSTITUCIÓN, dentro de los 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del presente instrumento legai. 


La póliza de fianza antes aludida deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas de la afienzadora que la otorgue: 


A) Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación; 
B) La indicación «el importe total garantizado con número y letra; 


C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato; 


Dj La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como 
la especificación de las obligaciones garantizadas; 


E) El señalamiento del nombre, denominación o razón social de “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO”; 


F) Además deberá de contener de manera expresa, que: 


+ Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 


+ Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación 
que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al 
cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme, y 


+ Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la 
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 


indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de 
póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de 


ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose a 
atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto an el ariículo 95 í 
Bis de dicha Ley; 


Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” y éste efeciúe la totalidad del pago en forma incondicional, “LA 
INSTITUCIÓN” deberá cancelar la fianza respectiva. 
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Cuando se requiera hacer efectiva la fianza, "LA INSTITUCIÓN” deberá remitir a la 
Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federación, la solicitud donde se 
precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza 
y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que 
soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del 
Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas 
Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de 
Terceros. 


Las modificaciones a la fianza deberán formalizarse con la participación que 
corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. 


Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando la prestación de “LOS 
SERVICIOS” no se realice en las fechas señaladas o que los mismos no cumplan con 
las características y especificaciones establecidas en el presente contrato y su 
correspondiente Anexo Técnico, o que se realice el incumplimiento por parte de “EL. 
PRESTADOR DEL SERVICIO” de cualquiera de las obligaciones emanadas de este 
contrato, y que una vez iniciado y agotado el procedimiento de rescisión al que alude 
el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones aplicables. 


En caso de modificaciones al presente contrato, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
deberá tramitar la modificación de la garantía de cumplimiento de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a 
satisfacción de "LA INSTITUCIÓN”, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de 
la garantía de cumplimiento del contrato, constancia que deberá ser dirigida a la 
Dirección General de Recursos Materiales quien realizará las gestiones necesarias 
para la cancelación de la garantía de cumplimiento. 


OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.- “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” será el único responsable de la calidad de “LOS SERVICIOS” material del 
presente contrato de conformidad con lo siguiente: 


L- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” garantiza que “LOS SERVICIOS” objeto del : 


presente contrato, serán proporcionados con la calidad, el personal, materiales, 
información y entregables señalados en el Anexo Técnico de este instrumento, a 
entera satisfacción de “LA INSTITUCIÓN”, en los lugares y dentro del periodo de 
“LOS SERVICIOS” y conforme a las especificaciones del mencionado Anexo 


Técnico. 


ll- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será el único responsable por la ejecución y 
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calidad de “LOS SERVICIOS”, ajustándose a las especificaciones señaladas en este 
contralo y su Anexo Técnico, a las indicaciones -que al respecto reciba de “LA 
INSTITUCION” y a las técnicas aplicables a su actividad, para lograr el cumplimiento 
del objeto previsto en la cláusula primera del presente contrato. 


lMI.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a responder de la totalidad de las 
daños y/o perjuicios causados a los trabajadores de “LA INSTITUCION” o a lerceros, 
causados durante la prestación de “LOS SERVICIOS”. 


IV.- “EL PRESTADOR DEL. SERVICIO” se obliga a asumir la responsabilidad total en 
caso de que infrinja la normatividad relativa a patentes, marcas y derechos de autor en 
la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato. 


V- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a cumplir con la totalidad de las 
obligaciones que se establecen en el presente contrato, su Anexo Técnico. 


RESTRICCIÓN DE GESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial 
ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de “LA INSTITUCIÓN”, 
lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, último párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


Para el caso del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, 
Institución de Banca de Desarrollo, “LA INSTITUCIÓN” manifiesta su consentimiento a 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para que este ceda sus derechos de cobro a 
favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento 
electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las disposiciones 
generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y convenio 
celebrado entre Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y la 
Policía Federal Preventiva el 27 de marzo de 2007. 


ADMINISTRACIÓN, CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
“LOS SERVICIOS” El área responsable de administrar y vigilar el cumplimiento de 
este contrato por parte de “LA INSTITUCIÓN”, en términos del artículo 84 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Secior 
Público, así como de supervisar en todo tiempo, dentro del ámbito de su competencia 
que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato los proporcione “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” en los términos, condiciones y especificaciones requeridos en el 
Anexo Técnico, será EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, conforme lo siguiente: 


EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO emitirá su conformidad expresa de haber 
recibido “LOS SERVICIOS”, remitiendo a la Dirección General de Recursos 
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DÉCIMA 
TERCERA. 


DÉCIMA 
CUARTA.- 


Materiales, de "LA INSTITUCIÓN” el acta administrativa donde conste la conformidad 
de la recepción de “LOS SERVICIOS” contratados, quien lo enviará al área financiera 
de “LA INSTITUCIÓN”, para estar en posibilidad de realizar el pago conforme a lo 
establecido en este instrumento. En la solicitud de pago-se indicará con toda claridad 
que “LOS SERVICIOS” se recibieron en los términos convenidos y que procede el 
pago correspondiente, en su caso, se deberá de especificar el monto de las penas 
convencionales que debe cubrir “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. 


Las partes convienen en que si de la verificación a que se refiere el primer párrafo de 
la presente cláusula, o de la notificación que hiciere “LA INSTITUCIÓN” a “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” respecto a la prestación de “LOS SERVICIOS”, se 
desprendiera que estos no cumplen con las características solicitadas, se entenderá 
que los mismos no fueron entregados a “LA INSTITUCIÓN. 


RESPONSABILIDAD LABORAL.- Queda expresamente estipulado que el personal 
para la prestación de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, estarán bajo la 
responsabilidad única y directa de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y por lo tanto, 
en ningún momento se considerará a “LA INSTITUCIÓN” como patrón sustituto, ni 
tampoco a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como intermediario, por lo que, “LA 
INSTITUCIÓN” no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y 
consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad laboral, fiscal o en 
maleria de seguridad social, obligándose a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a 
responder de cualquier acción legal y/o reclamación que se pudiera presentar en 
contra de “LA INSTITUCIÓN”. 


CONFIDENCIALIDAD.- Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad y a 
no divulgar la información contenida en el presente contrato y su Anexo Técnico, así 
como de la que tengan conocimiento por el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, respetando los derechos que sobre la información tiene “LA INSTITUCIÓN” 
y se responsabilizan, en su caso, del mal uso o uso no autorizado que de ella se cen 
aún después de la terminación del presente instrumento. 


"EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a mantener estricta confidencialidad de 
la información y/o documentación relacionada con el presente contrato, bajo la pena 
de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra indole, y por lo tanto, no podrá ser 
divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero. 


Toda la información que sea intercambiada por las partes en viriud del presente 
contralo, será considerada como información reservada y confidencial, Las 
obligaciones respectivas de confidencialidad estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o por la 
Ley correlativa aplicable a “LA INSTITUCIÓN”. 


Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, las partes adoptarán 
precauciones razonables para proteger mutuamente la información confidencial de la 
otra como si se tratase de la propia. Las paries comunicarán la información 
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confidencial de la otra parte a sus empleados o consultores sólo si éstos necesitan 
conocerla para realizar sus tareas, y tal comunicación se hará sujeta a las 
obligaciones de confidencialidad impuestas por el presente contrato. Por tal motivo, 
cada una de las partes asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive 
del incumplimiento por parte de sus respectivos empleados o consultores a las 
obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. Cuando la 
información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una obligación bajo 
este contrato, cada una de las partes la devolverá a la otra o la destruirá si así se le 
solicitara por escrito. 


Cada una de las partes notificará inmediatamente a la otra an caso de descubrir al 
uso, revelación o divulgación no autorizados de la información confidencial, y 
cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá usos 
no autorizados adicionales de dicha información. 


Las personas a quienes se les proporcione la información para el cumplimiento del 
objeto de este contrato y su Ánexo Técnico, serán responsables solidariamente, en 
caso de infracción, a lo señalado en esta cláusula en términos de las disposiciones 


aplicables. 


DÉCIMA 

QUINTA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO.- Las modificaciones que por razones fundadas 
pudieran realizarse al presente contrato, deberán invariablemente formalizarse a través 
de la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, por escrito 
mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo, atendiendo según sea el 
caso, a lo previsto por los artículos 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 91 y 92 de su Reglamento, sin éste requisito no será 


válido. 


Cuando se convenga el incremento de “LOS SERVICIOS”, “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento 
del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


DÉCIMA 
SEXTA.- PENA CONVENCIONAL.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a pagar por 
atraso en la prestación de los servicios materia de la presente contratación en los 


plazos establecidos, el 1% sobre el monto de los servicios no prestados en tiempo, si 
exceder el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, en términos de lo dispuesto en * 
los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 


Público, 95 y 96 de su Reglamento. $ 
e 


Dicha penalización se calculará por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien 
deberá de documentarlas, así como notificarlas por escrito a la Dirección General de 
Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, debiendo informar ésta última al área 
financiera respectiva, el importe de la misma. 


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de 
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SÉPTIMA.- 


DÉCIMA 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de los servicios, 
quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” deba efectuar por concepilo de penas convencionales por atraso en el 
cumplimienio de las abligaciones, mismas que no deberán rebasar el 10% del monto 
del contrato. 


Lo anterior, sin perjuicio del derecho de que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
pueda optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. Dicha penalización se calculará por EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO quien deberá de documentarlas, así como 
notificadas por escrito a la Dirección General de Recursos Materiales de “LA 
INSTITUCIÓN” quien a su vez informará a su área financiera el importe de la misma. 


En el supueslo de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dicha 
pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 


En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas 
penas, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del Reglamento. 


En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
reconoce que por la firma del presente contrato y su Anexo Técnico no adquiere 
derecho alguno sabre los derechos de propiedad industrial e intelectual de “LA 
INSTITUCIÓN”, sin que esto constituya limitación alguna, a las patentes, marcas, 
nombres o avisos comerciales, derechos de aulor, así como licencias, permisos, 
autorizaciones de uso de propiedad industrial e intelectual, derivado del acceso a dicha 
propiedad industrial que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” llegue a iener en el 
cumplimiento del presente contrato y su Anexo Técnico. “LA INSTITUCIÓN” en 
ningún caso será responsable por violaciones de derechos de propieciad industrial o 
derechos de autor cometidos por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. En caso de que 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” viole algún derecho de los antes especificados, se 
obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a la “LA INSTITUCIÓN” de cualquier 
controversia o demanda que surja al respecto. 


De igual forma, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá hacer uso de cualquier 
tipo de publicidad, incluyendo el nombre de “LA INSTITUCIÓN”, en sus marcas, 
diseños, o cualquier materia! de propiedad industrial o intelectual de Ésta. 


RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” acepta en forma expresa que “LA INSTITUCIÓN”, a través de su 
Dirección General de Recursos Materiales y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO, quien aportará los elementos necesarios para encauzar los 
procedimientos, puede rescindir administrativamente el presente contrato, por 
cualquiera de las causas que a continuación se señalan: 
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Por incumplimiento de las obligaciones paciadas en este contrato y su Anexo 
Técnico; 


N 


B) Si no proporciona “LOS SERVICIOS” en los términos y condiciones 
establecidos en este instrumento y su Anexo Técnico; 


Si se declara en concurso, quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de 
“LOS SERVICIOS” en forma que afecte el presente contrato ; 


C; 


pi 


Si cede en forma parcial o total, a terceras personas fisicas o morales, los 
derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los 
derechos de cobro; en cuyo caso, se obliga a solicitar previamente la 
conformidad por escrito a “LA INSTITUCIÓN”, de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 


D 


= 


Si no proporciona a "LA INSTITUCIÓN” o a las dependencias que tengan 
facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
“LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato; 


E 


_ 


Por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la 
normatividad aplicable al caso; 


Cuando cambie de nacionalidad “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” e invoque 
la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA 


INSTITUCIÓN”; 


F 


6 


= 


Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado 
de declaraciones de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”; 


H 


l) Cuando se alcance el límite máximo por concepto de penas convencionales en 
el presente contrato. 


J) En general por cualquier otra causa imputable a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO”, similar a las antes mencionadas. 


DECIMA 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si “LA INSTITUCIÓN” considera que “E 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión AR 
consigna la cláusula anterior, lo comunicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, por “ 
escrito a fin de que éste, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; situación que será informada a la Secretaría de la Función Pública. 


Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “LA INSTITUCIÓN” 
resolverá considerando los argumentos y pruebas que en su caso, hubiere ofrecido 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y la determinación de dar o no por rescindido el 
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presente contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al 
primer término señalado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


En el caso de que se rescinda el presente contrato, se formulará el finiquito 
correspondiente, a efecto de constar los pagos que deba efectuar “LA INSTITUCION” 
por concepto de “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados a entera satisfacción de 
“LA INSTITUCIÓN” hasta el momento de la rescisión. 


Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” presta "LOS SERVICIOS” de conformidad con lo 
estipulado en el presente contrato y su Anexo Técnico, el procedimiento iniciado 
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA INSTITUCIÓN” de que 
continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 


“LA INSTITUCIÓN” podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, 
cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a las funciones que fiene encomendadas en este 
supuesto, “LA INSTITUCIÓN” deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que 
los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarian más inconvenientes. 


Al no dar por rescindido el presente contrato, “LA INSTITUCIÓN” establecerá con “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento 
que hubiere motivado el inició del procedimiento. El convenio moadificatorio que al 
electo se celebre deberá alender a las condiciones previstas por los dos últimos 
párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO”, “LA INSTITUCIÓN” procederá a reclamar el pago de los daños y 
perjuicios que se hayan ocasionado. 


“LA INSTITUCIÓN” se reserva el derecho de aplicar la pena convencional establecida 


en el presente contrato y rescindirlo. 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de coadyuvar con la orecón 
General de Recursos Maleriales de "LA INSTITUCIÓN”, a efecto de documentar en Y 
tiempo y forma el expedienie que será remitido al área jurídica de “LA INSTITUCIÓN” Ñ 
para el reclamo del pago de daños y perjuicios. 


VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando en la prestación de “LOS 
SERVICIOS” se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA INSTITUCIÓN”, a 
través de su Dirección General de Recursos Maieriales, Servicios Generales e 
Infraestructura y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien aportará 
los elementos necesarios para justificar la causa de suspensión temporal del contrato, 
podrá suspender la prestación de “LOS SERVICIOS”, en cuyo caso únicamente se 
pagarán aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados. 
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POLICIA PFDRRAL, 


“LA INSTITUCIÓN” podrá suspender temporalmente el contrato en todo o en parte, en 
cualquier momento, sin que ello signifique su terminación definitiva. 

“LA INSTITUCIÓN” y “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” pactarán el plazo de 
suspensión, a cuyo término, el presente contrato podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que molivaron dicha 
suspensión o en su caso, iniciarse la terminación anticipada del instrumento legal. 


Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


VIGÉSIMA 
PRIMERA TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA INSTITUCIÓN", a través de su Dirección General 


de Recursos Materiales y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien 
aportará los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, podrá sin que 
implique penalización alguna a la Federación, dar por terminado anticipadamente el 
contrato en cualquier momento, cuando concurran razones de interés general o bien 
cuando, por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir “LOS 
SERVICIOS” originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al 
Estado de conformidad con lo previsto por el artículo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En dicho supuesto, “LA 
INSTITUCIÓN” procederá a pagar “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados hasta 
la fecha de dicha terminación. 


De ¡igual forma, procederá la terminación anticipada del contrato cuando se determine 
ta nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo 
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 


La terminación anticipada del presente contrato se sustenterá mediante dictamen que 
precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 


VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- PRÓRROGAS.- Únicamente se otorgarán prórrogas por causas imputables a “LA, 
INSTITUCIÓN” y en casos foríuitos o de fuerza mayor debidamente justificados, Sy 
acredilándose jurídica y fehacientemente dichos casos, debiendo constar por escrito el p 


plazo de prórroga concedido. 


VIGÉSIMA 
TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsable de 


cualquier retraso o incumplimiento del presente contralo que resulte directa o 
indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente 
justificados y demostrados por la parte correspondiente. 
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SECHETANLA DE SEGURIDAD PUBLICA 


POLICIA FEDERAL. 


VIGÉSIMA 
CUARTA.- 


VIGÉSIMA 
QUINTA.- 


VIGÉSIMA 


SEXTA.- 


VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- 


VIGÉSIMA 
OCTAVA.- 


PERJUICIO A TERCEROS.- Si con molivo de la prestación de “LOS SERVICIOS” 
por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se causara perjuicio a terceros éste, en su 
caso, se obliga a responder de ello y eximir de toda responsabilidad a “LA 


INSTITUCIÓN”. 


ACCESO A LOS SITIOS.- “LA INSTITUCIÓN" facilitará el acceso al personal de “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” debidamente acreditado a las instalaciones de la 
misma, siempre y cuando dicho personal cumpla con los requisitos de identificación 
correspondientes. 


Dentro de las instalaciones de “LA INSTITUCIÓN” y en todo momento el personal 
designado para la prestación de “LOS SERVIGIOS” deberá presentar y portar una 
identificación vigente que lo acredite como empleado de “EL PRESTADOR DEL 


SERVICIO”. 


Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se sujetará a las condiciones de 
acceso y permanencia a las instalaciones de cada uno de los lugares en que se 
cumplirá con el objeto del presente contrato y su Anexo Técnico. 


NULIDAD DEL CONTRATO.- en caso de que alguna de las personas que forman 
parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se encuentre en el supuesto señalado 
en la declaración 1.6 del presente contrato, éste será nulo de pleno derecho, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los articulos 8” y 2225 
del Código Civil Federal, 


RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente contrato y su Anexo Técnico 
constituyen un acuerdo entre las partes, en relación con el objeto del mismo y deja sin 
efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea oral o 
escrita, con anterioridad a la fecha en que se firma el mismo. 


Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido A 


alguno del consentimiento. 


LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente al 
objeio de este contrato, a todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que lo 
integran y a su Anexo Técnico, asi como a los lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal Correspondiente y disposiciones vigentes que le sean aplicables. 


x 





SRORCTAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 
POLICIA FEDERAL. 


VIGÉSIMA 
NOVENA.- 


TRIGÉSIMA .- 
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NOTIFICACIONES.- Las partes convienen en que todas las notificaciones que deban 
o deseen realizarse en relación con el presente contrato, deberán hacerse por escrito, 
mediante entrega directa con acuse de recibo, fax o correo electrónico o vía correo 
certificado con acuse de recibo, porte pagado, dirigidas a los domicilios 
convencionales indicados en las declaraciones del presente contrato y/o al fax o 
correo electrónico gue al efeclo se notifiquen por escrito. Las notificaciones se 
considerarán entregadas en la fecha que aparece en el acuse de recibo, o bien, con el 
recibo de confirmación de entrega del correo, o en la confirmación de entrega del 
servicio de mensajería, fax o correo electrónico, 


JURISDICCIÓN.- Para la interprelación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, por lo que “EL PRESTADOR DEL. SERVICIO” renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro O por 


cualquier otra causa. 


Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato 
y su Anexo Técnico, que forma parte integrante del mismo, por quintuplicado al calce y al margen en 
todas sus fojas útiles y por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en el Distrito 
Federal, el 21 de febrero de 2011. 


POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR LA INSTITUCIÓN 
APODERADO GENERAL LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES 





C. RAÚL GONZALEZ CONTRERAS 





MTRA. SONIA VARGAS TERRERO. 
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SICIEUANEA 14 5CGURIDA 1 PURLICA. 
VOLICIA FLOFRAL. 


CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE “INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL DEPÓSITO DE MUNICIONES Y ARMAMENTO DEL CENTRO DE MANDO (CONTEL) DE LA 
POLICÍA FEDERAL”, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL, A QUIEN 
EN! LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “La INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA, SONIA VARGAS TERRERO, 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO TITULAR DEL AREA QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: QUIEN INTERNAMENTE TA'BIÉN COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE; Y 
POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “X.8.H. AVIATION S.A.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAUL GONZALEZ CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL REPRESENTANTE LEGAL". 


ANEXOTECNICO 


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL DEPÓSITO DE MUNICIONES Y 
ARMAMENTO DEL CENTRO DE MANDO (CONTEL) DE LA POLICÍA FEDERAL”, 


1, DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 


La contratación del servicio de “Instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de 
seguridad electrónica para el Depósito de Municiones y Armamento del Centro de Mando 
(CONTEL) de la Policía Federal”, se integra de acuerdo a lo siguiente: 


"Describe. 





INSTALACION DE: 

+ 16 cámaras fijas para interior incluye montaje para pared o techo o 
esquina, . 

» 5 cámaras megapixeles de alta resolución incluye montaje a prueba 
de explosión 

» 5 cámaras piz. para interior o exterior tipo domo incluye accesorios 
para montaje en plafón techo o pared 

"2 equipos codificadores de video de 16 canales incluye fuente de 
alimentación y herrajes para montaje en rack 

+ 2 receptores activos de 16 canales, 2 fuentes de alimentación de 16 

salidas de 12 VCD 

1 switch de 24 puertos 10/100/1000 

1 switch KVM, 1 arreglo de discos ISCSI de 16 TB Lote 

1 unidad respaldo de 20 KVA ES 

4 monitores de 22" 

1 monitor de 40" 

2 servidores procesador INTEL tarjela de red 10 /100/1000. Incluye 

sistema operativo Windows Server 

= 5 equipos PC Work Station procesador Intel disco duro de 300 GB 
tarjeta de red mouse y teclado, 















NOTA: Incluye suministro de materiales programación y puesta a punto 
incluye pruebas FAT de cableado, canalización en tubo flexible gabinetes 
para montaje de equipo, cableado, montaje, configuración capacitación y 
puesta a punto y los accesorios necesarios para su correcta y adecuada 

instalación. | 
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SECTITAJIA DESTGURIDAD POBÍICA: 
PODA PROD 









Unidad 
de Medida 





No. Descripción 








INSTALACIÓN DE: 

" 13 chapas electromagnéticas de 1200 Jbs. 
21 lectoras de proximidad con lectora biométrica 
8 controladores para control de acceso incluye fuente de alimentación 
5 estaciones de emergencia para liberación de puerta 
1 detección de incendio inteligente con sensores de humo térmicos 
luces estrobo, bocinas y estaciones manuales de emergencia 
34 sensor iónico 
14 estación audio visual con estrobo y bocina 
4 estación manual Laté 
10 modulo control 
2 detección temprana de humo por aspiración incluye lubería de 
CPVC y panel de detección y procesamiento de alarma y 1 extinción 
de incendio con agente limpio ECARO 25. Incluye 6 tanques de gas 
para un total de 2522 libras 4 zonas de extinción. 








NOTA: Incluye suministro de materiales, configuración y puesta a punto; 
pruebas OSAT FAT de cableado, canalización en tubo flexible, cableado, 
montaje, configuración, capacitación y puesta a punto, así como los 


accesorios necesarios para su correcta instalación. e 


El proyecto de la contratación del servicio de "Instalación, configuración y puesta en marcha de los 
equipos de seguridad electrónica para el Depósito de Municiones y Armamento del Centro de Mando 
(Contel) de “LA INSTITUCIÓN” consiste en la implementación de la infraesteuctura necesaria para la 
colocación y puesta a punto de los equipos de Circuito Cerrado de Televisión, de Control de Acceso y 
de Detección y Extinción de incendios en dicho Depósito. 














El objetivo principal de este proyecto es permitir la funcionalidad de los equipos de Seguridad 
Electrónica el cual tendrá como función el proteger y evitar daños a los bienes, personal e 
instalaciones de la “LA INSTITUCIÓN” ubicadas en el Depósito de Municiones y Armamento. 


Se integrarán los equipos de Control de Acceso, Circuito Cerrado de Televisión y Detección y 
Extinción de Incendio, que deberán tener las siguientes funciones: 
Sa 


Permitir el acceso a las áreas restringidas Únicamente a personas autorizadas. 

Identificar al personal cuando realiza una solicitud de acceso a las áreas restringidas. 

. Llevar un registro de los accesos de entrada y salida del personal a las áreas reslringidas. A 
. Apoyar al personal de seguridad para verificar el cumplimiento de los procedimientos de E 
acceso a las instalaciones. 

. Apoyar al personal de vigilancia en la supervisión de las instalaciones existentes en áreas 

críticas y accesos, auxiliados por los equipos de Circuito Cerrado de Televisión, con el fin de 

detectar oportunamente la presencia de personas (empleados o visitantes) que no tengan una 

actividad específica que realizar dentro de las instalaciones, 

. Apoyar al personal de vigilancia en las investigaciones sobre evenios recientes, auxillados por 

las grabaciones de las cámaras, así como por el registro de eventos de acceso. 
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7. Detectar y alertar en caso de emergencia por humo en las oficinas y detectar y alertar suprimir 
el fuego en las áreas designadas para la extinción de incendio, 


ALCANCE DEL SERVICIO. 


El proyecto contempla la implementación de la infraestructura necesaria para la colocación de equipos 
de Circuito Cerrado de Televisión, de Control de Acceso y de Detección y Extinción de incendios en 
las áreas solicitadas por “LA INSTITUCIÓN”, en planos autorizados y de común acuerdo con la 
empresa KBH Aviation, S.A., previa suscripción del CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 


correspondiente. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá realizar las labores de instalación de cableado especial 
para los equipos de seguridad electrónica. De igual manera, deberá crear una instalación eléctrica 
conectada al UPS para la alimentación de las cámaras y los paneles de control de acceso, así como 
una instalación eléctrica para conectar el tablero inteligente de Detección de incendio y demás 


dispositivos que lo requieran. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” instalará los equipos de grabación de imágenes que permitan 
grabar las imágenes generadas por las cámaras en un periodo máximo de 40 días a 15 FPS con una 
resolución de 2C1F, además de llevar una relación de eventos de acceso los cuales serán archivados 


en los controladores. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá realizar la canalización y el cableado eléctrico de 
alimentación a las cámaras de movimiento y los paneles de Incendio. Las cámaras fijas deberán 
alimentarse por el mismo cable por el que se envía la señal de video, sin perjuicio de la calidad ya que 
esto está avalado por los fabricantes cuando se usan adaptadores (incluidos en las cámaras) y 
receptores aclivos que proveerá la “LA INSTITUCIÓN”. 


La instalación del los equipos de seguridad electrónicos se realizarán en el Depósito de Municiones y 
Armamenio del Centro de Mando de la “LA INSTITUCIÓN” ubicado en el domicilio Av, Periférico 
Oriente s/n, Col. Leyes de Reforma 1a. Sección, Delegación Iztapalapa, C.P. 09310, México D.F. El 
Edificio que consta de un nivel de oficinas y un sótano con dos bodegas, por lo que la instalación 
deberá contemplar la configuración, estabilización, puesta a punto y capacitación de los equipos de 
seguridad electrónica. 


El Site y Cuarto de Control se encuentra ubicado en el Nivel de Planta Baja de dicho edificio y cuenta., 
con un solo acceso. Todos los niveles y bodegas deberán ser monitoreados desde el Cuarto de 


Control. 


Los equipos a instalar deberán operar las 24 horas del día, permitiendo registrar y controlar los 
l eventos de entrada y salida del personal autorizado, así como su identificación al momento de acceder 
a las instalaciones. De igual manera los controladores deberán de llevar un registro de los eventos que 
se realicen en el Control de Acceso de todo el Edificio, y los equipos de grabación lo llevarán de las 
imágenes generadas por las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV), estas imágenes podrán 
ser consultadas a través de las estaciones de trabajo (PC Work Station). 









La configuración de los controladores deberá permitir la generación de zonas de control de acceso, las 
cuales por medio de grupos de trabajo deberán limitar los accesos para determinadas áreas de trabajo 
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SHCRETANIA DESEGURIDAL PUSICA 
POLICIA FEDERAL 


bajo la creación de perfiles. 


Para la instalación de los equipos “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá considerar lo siguiente: 


Se colocarán los controladores centralizados en el cuarlo de control 

Se instalará la Infraestructura (tubería y cajas de conexión para el remate y montaje de 
equipos, cable, instalación eléctrica, cable tipo FPLP, soportes de equipos, montaje de 
herrajes, etc.). 

Se deberá realizar la instalación y puesta en servicio, información lécnica, cursos de 
operación y pruebas de aceptación. 


DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS. 


Las partes que deberán integrar la instalación son las siguientes: 


Site y Cuarto de Contro! Central. 
Equipos distribuidos en el edificio. 


En el Site y Cuarto de Control se llevará a cabo el registro de accesos, la grabación de eventos de 
video, el registro de los eventos del tablero de Detección de Incendios. Igualmente se deberá 
concentrar el cableado hacia los dispositivos de Circuito de TV y de control de acceso de todos los 


pisos. 


El Site y Cuarto de Control estarán ubicados en el Nivel de Planta Baja del Edificio y en ellos se 
requerirán los siguientes equipos, propiedad de “LA INSTITUCIÓN”: 


2 Servidores con sistema operativo Windows Server. 

1 Switch de alta velocidad de área local (LAN) de 24 puertos 

1 Unidad de respaldo (UPS) de 20 KVA. 

1 Arreglo de discos ISCSI de almacenamiento. 

2 Equipos codificadores de video de 16 canales cada uno con fuenie de alimentación. 
2 Receptores activos de 16 canales. 

2 fuentes de alimentación de 16 salidas. 

1 Switch KVM, 

4 Monitores de 22”. 

1 Monitor de 40" 

5 Estaciones de trabajo (PC Work Station, 2 de ellas en áreas de recibo del Edificio). 


Para el acceso resiringido a las áreas seleccionadas se utilizarán lectoras con tecnología de 
proximidad conectadas a controladores inteligentes para la toma de decisiones. 


Para las puertas de acceso a las diferentes áreas del edificio, “LA INSTITUCIÓN” proporcionará el 
siguiente equipo: 


21 lectoras de proximidad MIFARE de Lectora biométrica para acceso. 
13 Chapas Electromagnéticas de 600 Lbs. 
08 Controladores para Control de Acceso que incluya la fuente de alimentación. 
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SECKETAIA LE SEGUN ELA Y FURIA. 
POLICIA PENERAS. 
+ 05 Estaciones de emergencia por ruptura de cristal! para la liberación de las puertas an caso 
de emergencia 


“LA INSTITUCIÓN” determinará mediante planos cuales serán fas puertas a controlar distribuyendo 
los equipos con que se cuente. Así mismo, a lo largo del Edificio, y de acuérdo a las instrucciones de 
“LA INSTITUCIÓN”, se instalarán las siguientes cámaras propiedad de la “LA INSTITUCIÓN”: 


+ 16 Cámaras fijas para interior con montaje donde se requiera. 
» 05 Cámaras Mega pixel con montaje a pruebe de explosión. 
+ 05 Cámaras PTZ para interior o exterior con montaje donde se requiera. 


Las cámaras serán instaladas de acuerdo a la distribución que la “LA INSTITUCIÓN” indique mediante 
planos, distribuyendo los equipos con que se cuente. 


Para la instalación del equipo de Detección de incendio, la “LA INSTITUCIÓN” entregará el siguiente 
equipo para su colocación: 


01 Equipo de detección de incendia inteligente con accesorios. 

34 Sensores iónicos. 

14 Estaciones audiovisuales. 

D4 Estaciones Manuales, 

10 Módulos control. 

01 Equipo de detección temprana 

01 Equipo de detección de incendio con agente limpio que incluye tanques para 4 zonas. 


Los dispositivos de delección de incendio deberán ser instalados de acuerdo a la distribución que “LA 
INSTITUCIÓN” indique mediante planos, distribuyendo los equipos con que se cuente, 


CABLEADO NECESARIO PARA LOS EQUIPOS 


El cableado tendrá que ser instalado de acuerdo a las siguientes bases de diseño: 


1. Deberá proporcionar la conectividad que requieren los equipos de CCTV, Control e Acceso y 


Detección y Extinción de Incendio, 
2. El diseño de la red de cableado deberá cumplir con las recomendaciones del reglamento e 


obras de instalaciones eléctricas, asi como lo estipulado en la NOM SEDE -001. 

3. Deberá permitir proporcionar servicio a cada una de las áreas de accesos de entrada y salida 
de personal en donde se Instalaran los equipos de Control de Acceso. 

4. Deberá ser flexible, a afecto de que cualquier cambio de los equipos del control de accesos o 


CCTV no represente dificultad para proporcionar los servicios. 
3. El diámetro de las cajas de conexión deberá tener una profundidad mínima de 35 mm. y un 


ancho mínimo de 5 veces al diámetro del tubo que conectan. 
6. El número máximo de conductores mas conexiones, en caja de conexiones, no deberá ocupar 


más del 60 % del volumen interior. . 
7. Para los equipos de CCTV la red deberá ser de cable para video de 100 ohms gracias al uso 


de adaptadores (incluidos en las cámaras) y receptores activos. 
8. Para los equipos de Control de Acceso la red deberá ser de cable 8x22 para la comunicación 


entre las lectoras y los controladores. 
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9. Para los equipos de incendio la instalación será con el cable FPRL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS 


Con base en la configuración general y ubicación de los equipos y componentes que integran la 
instalación, indicados en los planos que proporcionará “LA INSTITUCIÓN”, el funcionamiento que 
deberán tener los equipos de Control de Acceso en el edificio del Depósito de Municiones y 


Armamento será el siguiente: 


1. Para los accesos a las áreas restringidas del edificio del Depósito de Municiones y 
Armamento, el personal deberá portar e identificarse mediante la tarjeta de identificación 
MIFARE autorizada por “LA INSTITUCIÓN”, y podrá ingresar a través de las lectoras de 
tarjetas con lectora biométrica de huella ubicadas en las puertas de acceso. Presentará la 
tarjeta y a continuación colocará el dedo con la huella registrada previamente para su 
validación. 

2. El cuarto de control principal a través de los controladores recibirá la información del evento, 
(fecha, hora, nombre y número de gafete). El controlador deberá validar los datos del 
empleado de acuerdo a la información caplurada y que fue enviada a cada controlador y 
enviará la señel al mecanismo de control de la puerta de acceso para permitir o negar la 
entrada o salida del personal a las instalaciones, según sea el caso. 

3. El usuario deberá recibir todas las transacciones de los controladores incluyendo los eventos 
de acceso del personal, que podrá consultar, filtrar y guardar desde la estación de trabajo 


designada. 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 


1. En el cuarto de control deberán visualizarse las imágenes de las cámaras que deberán ser 

seleccionadas por los operadores con capacidad de mostrar hasla 16 imágenes simultáneas 

de video en vivo o grabado en cada monitor. Cada estación de trabajo deberá tener la 

posibilidad de tener dos monitores y las PC Work stations designadas como Video Wall podrán 

tener un monitor cada una. 

También deberán tener el control de las cámaras de movimiento de todo el edificio para” 

realizar las labores de seguimiento e investigación necesarias para el correcto desempeño del Sy 

monitoreo y procedimientos determinados por “LA INSTITUCIÓN”. 

3. Las cámaras que compondrán la instalación de CCTV local, deberán ubicarse de acuerdo a 
los planos proporcionados en los puntos que permitan detectar los movimientos que ocurran 
en las instalaciones del edificio, £ 

4. Los equipos de CCTV en su conjunto deberán permitira “LA INSTITUCION” operar de forma 
proactiva en la detección, prevención y supervisión de movimientos de trabajo en las 
instalaciones del edificio. 

5. La instalación de los equipos de CCTV deberá incluir lo siguiente: Instalación, configuración, 
puesta en operación, pruebas de funcionamiento y los cursos de capacitación de operación. 

6. El video en vivo podrá ser desplegado en uno o dos monitores SVGA por cada PC Workstation 
y en uno o más monitores con desplegado tipo Video Wall (solo imágenes). 


1 
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7, Deberá permitir la configuración de las visias predefinidas y patrones (tours o recorridos) de 
las cámaras lipo domo de movimiento, controlando el movimiento de éstas por medio de la 
palanca. 

8. La grabación y monitoreo en las áreas del edificio deberá ser continua en lodas las Cámaras 
las 24:00 hrs, los 365 días del año, y la grabación deberá retener los últimos 40 días como 
máximo, a 2 CIF, 15FPS y podrá ser de forma continua, por detección de movimiento, por 
alarmas provenientes de sensores o mediante programación definida por los administradores. 


FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE DETECCIÓN DE INCENDIO 


1. El equipo de Detección una vez instalado con todos sus dispositivos y accesorios, será el 
encargado de generar alertas visuales y auditivas en caso de activación en uno o más 
sensores instalados y su objetivo es el de salvaguardar las vidas humanas en caso de un 
siniestro por fuego, detectando el humo y alertando al! personal para la evacuación inmediata 


del edificio. 

2. El equipo de Extinción deberá generar una descarga de agente limpio que permita suprimir el 
incendio en el área protegida, que deberá ser un área cerrada con la finalidad de que no se 
escape el agente y cumpla con su función de supresión. 

3. Las alertas también podrán ser activadas por estaciones manuales que se instalarán en 


puntos estratégicos de los pisos. 
4. El servicio deberá incluir la instalación del Sistema de detección temprana, que dará un primer 


indicio (alerta temprana) de cualquier riesgo por humo que se pueda generar en las áreas que 
serán prolegidas por el Equipo. * 

5. Todos los equipos de Detección y Extinción de Incendio deberán ser proporcionados por “LA 
INSTITUCIÓN”, y deberán ser instalados y conectados mediante una instalación de cable 
FPER, apropiado para estos equipos y dentro de tubo conduit para su protección que instalará 
el proveedor adjudicado, proporcionando la conectividad necesaria para todos los 


componentes. 
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá otorgar a “LA INSTITUCIÓN" lo siguiente: 


1. Proporcionará todos los materiales requeridos, así como las herramientas y equipo especial de 
prueba para realizar los trabajos, en el lugar de la instalación. Así mismo realizará las 


siguientes actividades deniro del desarrollo del proyecto: y 


* Elaborará la ingeniería de detalle de la instalación. 

++ Entregará todos los planos de detalles de montaje. 

ak Proporcionará al entregar la instalación los planos "AS-BUILT" y detalles 
de montaje. 


2. Una vez instalados y puestos en operación los equipos, se efectuarán las pruebas de 
aceptación en el silio de instalación para verificar su funcionamiento en el campo y el 
cumplimiento de las especificaciones. 
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3. 


de 


10. 


11. 


Deberá asignar un responsable de los trabajos de instalación y puesta en servicio de los 
equipos de seguridad electrónica que proporcione “LA INSTITUCIÓN” para su instalación, 

El respunsable designado por parte de “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS deberá 
reporiarse con el supervisor de “LA INSTITUCIÓN” una vez por semana, como mínimo, para 
informar sobre el avance de los trabajos de instalación y puesta en marcha de los equipos y 
para comentar cualquiera requerimiento o anomalía por corregir. 

Deberá proporcionar toda la herramienta, maquinaria y equipo de prueba que se requiera para 
la instalación y puesta en servicio y será su responsabilidad transporiarla al sitio de la 
instalación. 

“LA INSTITUCIÓN” proporcionará a “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” la 
especificación que deberán cumplir las credenciales, de acuerdo a los lineamientos marcados 
por la “LA INSTITUCIÓN”, comprometiéndose a mantenerlo en forma estrictamente 
confidencial. 

Deberá poner cristales rotos, resanará muros y pintará todos los plafones que resulten 
afectados por los trabajos de instalación de los equipos, sin cargo adicional para la “LA 
INSTITUCION”. 

Deberá restituir los equipos, accesorios y materiales que sean dañados o exiraviados durante 
la instalación, sin cargo adicional para la “LA INSTITUCIÓN”. 

Así mismo, deberá entregar 2 juegos de la documentación que se describe a continuación, 
una vez concluida la instalación de los equipos: 


Planos finales de instalación de los equipos. 

Diagramas eléctricos y/o unifilares que describirán claramente y a detalle las interconexiones 
entre las diferentes partes de los equipos, incluyendo las modificaciones que se hayan 
efectuado durante la instalación. 


La instalación, configuración y puesta en marcha de los Equipos de Seguridad Electrónicos en 
el Edificio del Depósito de Municiones y Armamento de “LA INSTITUCIÓN” deberá ser 
realizada en tiempo y forma; “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá intalara el 
cableado y la estabilización de la instalación, así como el protocolo de pruebas interno y 
externo, y todo lo necesario para la funcionalidad de los equipos, siendo responsabilidad del 
proveedor adjudicado entregar los equipos instalados, configurados y puestos a punto, a entera 
satisfacción de “LA INSTITUCIÓN”. 

Deberá contar con soporte técnico en México, entregando directorio que incluya: dirección, 
teléfono y contacto. 


CURSOS DE CAPACITACIÓN. 


% 


Una vez que los equipos hayan sido puestos en servicio, el proveedor adjudicado deberá 
impartir un curso de capacitación para 2 personas en tres sesiones, uno de CCTV, uno de 
Control de Acceso y uno de detección y extinción de incendios, mismos que deberán ser 
impartidos en las instalaciones de "LA INSTITUCION” con duración aproximada de 4 horas. 
En su propuesta de plan de capacitación, el proveedor adjudicado deberá incluir una 
descripción de los temas a tratar, practicas de instalación y configuración utilizando equipo 
equivalente al instalado, duración del curso, número de parlicipantes, así como el currículo de 
los instructores. 

“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá proporcionar la información básica (material 
didáctico del curso correspondiente como carpetas de apuntes, manuales, diagramas, equipo 
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de exposición etc.), para cada uno de los participantes en idioma español. Dichos maleriales 


deberán estar impresos en original. : 
4. El temario correspondiente al curso de operación deberá contener, de manera enunciativa 
mas no limitativa, adaptándose a las necesidades de “LA INSTITUCION” los sigujentes 


temas: 


Introducción; 

Objetivo de los equipos y dispositivos; 

Procedimientos generales de operación; 

Descripción y funcionamiento de cada uno de los equipos con los que el usuario 
interaciúa; 

Descripción de los planos finales de instalación; 
Descripción de los diagramas eléctricos y/o unificares; 
Descripción de la capacidad de expansión; 

Consulta de los archivos de video; 

Elaboración de reportes; 

Caso práctico. 


oe. oo 


ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá proveer el apoyo técnico de forma personalizada vía 
telefónica de forma inmediata, para cualquier consulta o problema en cuanto a la programación, 
mantenimiento y cambio de configuraciones de los equipos, para lo cual se entregará un directorio de 
escalamiento. 


Así mismo, “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá otorgar a la “LA INSTITUCIÓN” 
asistencia telefónica de forma inmediata, y en caso definir por ambas partes que se requiere la 
presencia del técnico especializado, éste deberá de presentarse en menos de 48 horas, en días 
hábiles, a partir de efectuado el reporte de la falla, definiendo de común acuerdo entre ambas partes el 


procedimiento para efectuar estos reportes. 


ú. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS 


Vigencia de la contratación 
A partir de la formalización del instrumento jurídico y hasta el 31 de marzo de 2011. 


Condiciones de entrega 


Plazos de entrega: 


La instalación y puesta en marcha de los equipos de seguridad elecirónica para el Depósito de 
Municiones y Armamento del Centro de Mando (Contel) de la “LA INSTITUCIÓN” se realizará a partir 
. de la fecha de suscripción del conirato correspondiente y hasta el 31 de marzo de 2011. 
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Lugar de prestación da los servicios: 


En el Centro de Mando de la “LA INSTITUCIÓN” ubicado en el domicilio Av. Periférico Oriente s/n, Col. 
Leyes de Reforma la. Sección, Delegación Iztapalapa, C.P. 09310, México D.F. 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” queda obligado a instalar y poner en marcha los equipos de 
seguridad electrónica que le otorgue la “LA INSTITUCIÓN”, en las instalaciones indicadas en el "lugar 


de prestación” de los servicios. 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá instalar, configurar y poner en marcha los equipos de 
seguridad electrónica para el Depósito de Municiones y Armamento del Centro de Mando (Contel) que 
le otorgue “LA INSTITUCIÓN”, y deberá proporcionar los componentes necesarios para asegurar la 
correcta instalación y operación de los mismos. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” garantizará 
el suministro, instalación, montaje, prueba y puesta en marcha de los equipos de seguridad electrónica 
y de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 


Para acreditar la entrega e instalación de los equipos a satisfacción, se elaborará una acta 
administrativa de entrega recepción que servirá como soporle de la factura respectiva para pago, 
misma que deberá contener la firma del personal de la empresa que realizó la instalación y puesta en 
marcha de los equipos proporcionados por la “LA INSTITUCIÓN”, así como el nombre, cargo y firma 
del servidor público designado por el Administrador del Contrato, el cual será el responsable de la 
recepción, verificación, supervisión y tramite de pago que corresponda. 


. Pruebas de funcionamiento. / 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá acreditar la práctica de las pruebas de 
funcionamiento de los sistemas, que permitan verificar la conformidad de las especificaciones técnicas 
y funcionales de los servicios suminisirados, con las previstas en el presente documento. 


Ss 


Pana convencional: 

lo 
“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” se obliga a pagar por atraso en la prestación de los servicios 
materia de la presente contratación en los plazos establecidos, el 1% sobre el monto de los servicios 
no prestados en tiempo, sin exceder el 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado, en términos de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 98 de su Reglamento. 


Dicha penalización se caiculará por el Administrador del Contrato, quien deberá de documentarlas, así 
como notificarias por escrito a la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, 
debiendo informar ésta última al área financiera respectiva, el importe de la misma. 


El pago de los servicios efectivamente devengados quedará condicionado, proporcionalmente, al pago 
o entero que “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deba efectuar por concepto de penas 


30 


CONTRATO NÚMERO SSP/PF/ICNS/002/2011 





A NERAL) UPA 
convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el instrumento contractual no procederá el cobro 
de dichas penas. 


Garantías: 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” deberá presentar fianza de garantía de cumplimiento, por el 
10% de la totalidad del monio de la contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 


Lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Aúquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público 


Garantía de los servicios: 


Y Para maleriales y mano de obra de 24 meses. 
Y Vicios ocultos 24 meses. 


La garantía deberá incluir la disponibilidad de paries y refacciones en México de la instalación (no de 
los equipos ya que estos son propiedad de “LA INSTITUCION”), así como contar con Una atención en 
sitio con respuesta máxima en 48 horas en días y horas hábiles. 


“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” se hará responsable de los daños y/o perjuicios hasta por la 
totalidad de los mismos, que por la instalación y puesta en marcha puedan causar sus trabajadores a 
los bienes y/o a trabajadores de la “LA INSTITUCIÓN”. 


Suficiencia presupuestal 


lil. FORMA DE PAGO PROPUESTA 


Conforme a lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector público, el pago que se genere con motivo de la entrega, instalación y puesta en marcha de los 
equipos de seguridad electrónica para el Depósito de Municiones y Armamento del Centro de Mando 
(Contel) de la “LA INSTITUCIÓN” se realizará en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en la 
íecha de pago, una vez aceptados los servicios a entera satisfacción del Administrador del Contrato 
que para el efecto se celebre, dentro de los veinle días naturales posteriores a la presentación de Má 
factura correspondienie, las cuales deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes y deberá 
acompañarse del acta correspondiente. 


POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
APODERADO GENERAL 


G. RAÚL GONZALEZ CONTRERAS 
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